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Bruno Boggioni Rivera 


De: Bruno Boggioni Rivera 

Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 9:29 

Para: M. Constanza Carreño Chaparro 

Cc: Jaime Valdebenito Alcócer; Humberto Saavedra Sanchez; Andres Palma Tapia; Tannia C. 
Burgos Morales; Cristian Quinteros Sánchez; Leonardo Torres Pinochet 

Asunto: respuesta / Propuesta - Presupuesto de Modificación de Convenio: “Restauración 


Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar”, Código BIP: 40003075-0 


María Constanza: 

Junto con saludar y en su calidad de Jefatura DIPIR y en relación a la Inspección Fiscal que se efectúa en la Restauración 
de la Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar. 

En relación a los documentos adjuntos y advirtiendo la confección de la segunda actualización, se sugiere en caso de 
requerir coordinación para el trabajo en conjunto IF-DIT en conjunto con DIPIR, para expresar totalidad de contenido 
verificado hasta la cuarta visita efectuada en el mes de abril 2021. 


OQ: comenta que entregando lectura al archivo Word adjunto, seria de interés: 


- — Considerar totalidad de ajustes y modificación cursadas y aprobadas por CMN. 

- Considerar advertir modificación de materialidad de sobrecubierta (madera aserrada no rollizo). 

- Destino o emplazamiento definitivo de Sobrecubierta (ejemplo donación a comunidad de Ticnamar o 
Timalchaca). 

- Se sugiere analizar certeza el donde disponer, en caso que se considere pertinente efectuar incorporación de 
residencia de trabajadores que a la fecha no se describe en convenio, por lo que su incorporación es 
extemporánea a su ejecución. 

En caso que se considere como disponer como “Instalación de faena”, labores previamente efectuadas, con 
anterioridad a la instalación solicitada por comunidad (residencia de trabajadores). De esta manera se advierte 
que normativa actual exigiría cumplimiento de normativa vigente, considerando verificar si aplica evaluación de 
impacto ambiental de “instalación de faena” dormitorios, baños, comedores, sistema de agua potable, sistema 
de alcantarillado, instalación de postes energización con atestado SEC y plan de manejo de las instalaciones. 

- Se advierte preocupación porque actual convenio propuesto (destaca en verde) partidas que no serán 
ejecutados o terminados, considerado como IF que no se lograría la restauración del monumento nacional en 
su totalidad, descripción considerando actual apuntalamiento de emergencia que soporta a la fecha el 
campanario y considerando obras exteriores como la impermeabilización de pavimento que entrega las 
terminaciones exteriores así evitando humedad en muros por capilaridad; se considera un riesgo el no 
efectuar partidas descritas por DIPIR. 


De esta manera en caso que se requiera, consideren el planificar y efectuar reunión de forma telemática para trabajar 
totalidad de partidas según convenio original y su primera actualización, para así que segunda actualización, contenga, 
posea y describa, labores efectuadas por FAMSV que no se describen en partidas descritas en convenio original y su 
primera actualización. 

Saludos. 


Bruno F. Boggioni Rivera 


ARQUITECTO 


FONO: 58-2207490 

Profesional Division de Infraestructura y Transportes 

al Profesional apoyo UOT - Division de Planificacion y Desarrollo Regional 
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 


Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona , 6 
destino. Si no es usted. El destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legis! n 3 6 
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción 


De: Tannia C. Burgos Morales 

Enviado el: viernes, 23 de abril de 2021 13:32 

Para: M. Constanza Carreño Chaparro 

CC: Jaime Valdebenito Alcócer; Andres Palma Tapia; Cristian Quinteros Sánchez; Humberto Saavedra Sanchez; Bruno Boggioni Rivera; Leonardo Torres 
Pinochet 

Asunto: Propuesta - Presupuesto de Modificación de Convenio: “Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar”, Código BIP: 40003075-0 


Estimados: 


Junto con saludar y en atención a la información recopilada y antecedentes a la vista, remito borrador de 
PROPUESTA de modificación de convenio de transferencia de recursos respecto de iniciativa “RESTAURACIÓN IGLESIA 
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE TICNAMAR”, CÓDIGO BIP N* 40003075-0, la cual fue solicitada en esos términos y se 
encuentra sujeta a consideraciones tanto del subejecutor como a la aprobación respectiva del Consejo Regional, como 
también posterior revisión de departamento jurídico de este Gobierno Regional. 

Asimismo, en correo de arrastre se visualiza comentarios y observaciones a tener en cuenta. Además, en este acto 
adjunto documentos fundantes y que son parte integrante de la presente propuesta. 

Quedo atenta a sus comentarios. 


Saludos cordiales. 


De: Cristian Quinteros Sánchez 

Enviado el: viernes, 23 de abril de 2021 12:41 

Para: M. Constanza Carreño Chaparro 

CC: Tannia C. Burgos Morales 

Asunto: Propuesta - Presupuesto de Modificación de Convenio: “Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar”, Código BIP: 40003075-0 


Estimadas: 


Envió propuesta de presupuesto ajustado TICNAMAR (RESPECTO DE ITEMS Y SUB-ITEMS, NO 
PRESUPUESTARIO), es importante considerar que este debe ser consensuado con SUB-EJECUTOR, ya que ellos decidirán 
realizar ajuste presupuestario de los diferentes ítems y sub-Ítems para terminar dicho proyecto con los recursos 
actuales (sin suplementación), además que si bien existen observaciones de parte del IF que 
fundamentan modificaciones en Sub-Ítems en su gran mayoría, estos ya tienen la aprobación de los cambios por 
parte del CMN. El tema delicado es definir qué hacer con los Ítems que no se ejecutaran y que presentan avances en 
algunas de sus Sub-Ítems, trabajo a consensuar con F. Altiplano (Ítems N? 8 Y N? 9) 


O Finalmente con respecto al Ítem 1 “Trabajos Previos” - Sub-Ítem “Habilitación e Instalación de Faenas”, se 
recomienda por parte de este profesional, cargar todos los gastos incurridos en dicho Sub-Ítem “Habilitación e 
Instalación de Faenas”, esto ya que al agregar otra cuenta “ Residencia Trabajadores”, NO tendremos como 
fundamentar dicho cambio, como sucede con los demás, en los cuales se pronunció y aprobó el CMN. De no ser así se 
debe incluir la sub-cuenta que propone IF y explicar o fundamentar su creación de acuerdo a su criterio. Considerando 
que desde su punto de vista (contenedores) no se encuentra físicamente dentro de los área de instalación de faenas. 


Considerar finalmente que esta es una Obra de Restauración, en localidad que No son Urbanas y en este caso 
en específico la iglesia se encuentra en las afueras del pueblo de Ticnamar. 


Att.- 


C. Quinteros.- 


De: Cristian Quinteros Sánchez 
Enviado el: viernes, 23 de abril de 2021 12:12 
Para: M. Constanza Carreño Chaparro <constanza.carrenoOgorearicayparinacota.gov.cl> 
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r 
CC: Tannia C. Burgos Morales <tannia.burgosfOgorearicayparinacota.gov.cl> P il 0 6 3 5 
Asunto: Propuesta de Modificación de Convenio: “Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar”, Código BIP: 40003075-0 


Hola: 


Buenas tardes, en relación a la Propuesta de Modificación de Convenio: “Restauración Iglesia Virgen de la 
Asunción de Ticnamar”, Código BIP: 40003075-0, es necesario considerar los siguientes antecedentes que a la fecha no 
constan en las Resolución Afecta N” 78/2019 Y la Resolución Afecta N” 9/2021, se entrega el detalle: 


1) “Glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la 
Asunción de Ticnamar”. Código BIP: 40003075-0. Enviado por parte del Sub-Ejecutor Fundación Altiplano por 
medio del Ordinario N* 38/2020 de fecha 25/02/2020 y aprobado por medio del Ordinario N” 392/2020 de 
fecha 11/03/2020. 

2) “Complementación de Glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. 
Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar”. Código BIP: 40003075-0. Enviado por medio del Ordinario N* 
24/2021 de fecha 10/03/2021 y aprobado por medio del Ordinario N* 369/2021 de fecha 17/03/2021. 

3) Protocolo de Acuerdo Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés 
“EMERGENCIA COVID-19”. Este de fecha 30/07/2020. Aprobado por medio de la Resolución Exenta 

o N* 1422/2020 de fecha 05/08/2020. 


De acuerdo a la información del IF, es necesario que dicha información se encuentre en la Propuesta de Modificación de 
convenio. 


P.D: Se entregaron todos los archivos por medio de Pendrive a nuestra jurídica, hoy a las 12.00 a.m. 23/04/2021. 
Att.- 


C. Quinteros.- 


De: M. Constanza Carreño Chaparro 

Enviado el: viernes, 23 de abril de 2021 12:08 
Para: Dacog <daco, orearicayparinacota.gov.cl> 
Asunto: RE: Solicita cambio de División en firma 


Solucionado. 
Atte., 
Constanza 


De: M. Constanza Carreño Chaparro 

Enviado el: viernes, 23 de abril de 2021 11:51 
Para: Dacog <daco orearicayparinacota.gov.cl> 
Asunto: RV: Solicita cambio de División en firma 


Estimado equipo, me avisó Ernesto de esta situación. 

Por favor no enviar documentación hasta que Cristian Gonzalez, proceda con el cambio en el sistema documental 
Apeas me indique que está solucionado, se los haré saber. 

(Habrá que re hacer la documentación...) 

Atte., 

Constanza 


De: M. Constanza Carreño Chaparro 
Enviado el: viernes, 23 de abril de 2021 11:49 


Para: Cristian Gonzalez Morales <cristian.gonzalez(Ogorearicayparinacota.gov.cl> . 0 
Asunto: Solicita cambio de División en firma 6 3 £ 


Estimado Cristian: 

Me avisan que la oficina de Partes está rechazando los documentos firmados por mí a través del sistema digital, porque 
aparezco aún como Jefe división Infraestructura y transportes. 

Entiendo que debes cambiar este ítem. 

Quedo atenta. 

Cordialmente, 


M. Constanza Carreño Chaparro 


LA ll FONO: 58-2207434 


—e Jefe División de Presupuesto e Inversión Regional 


GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 


O Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de 
destino. Si no es usted. El destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación 
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción 
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